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(ಸ್ಥ ಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 


10.12.2020 
2 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ಪಕ್ನೆಗಳು 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ "ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನನ್ನಹವ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು 
ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಯಾವ ಯಾನೆ 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ' ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ | ನವೆಂಬರ್‌ 2020 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.7719.24 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 
೮) | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಷ್ಯದಾಷ್ಕತ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. .. 
' ಕೈಸಿತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮತ್ತು . 
ಚಾನಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ 
ಯಾವುವು; . ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು ಈ | ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ' 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ' 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ | ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ j 
ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; 
(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) ' 
ಫು)" ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ` ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ | ಬಂಡವಾಳೆ ಈಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನೆಹೊಳಿ' 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 


ನಿರ್ಮಾಣ/ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ 


ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
'ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 


ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಛಾಮಗಾರಿವಾರು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ಕೆ ಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರ ಇಂತಿವೆ: 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ 'ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ 
ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಲಿಫ್ಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಸಕಲೇಶಪುರ, ಆಲೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಬೇಲೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ" ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ 


ಕೃ ಮೊತ್ತಕಾ: 
ಸಂ ತಾಲಿ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
1 7 ಸಕರಾಶಷುರೆ ೩ ಆಲೂರು 198.25 
2 ಪೌಲೂರು 20.00 
3 ಅರಸೀಕೆರೆ 20.00 
ಒಟ್ಟು 238.25 
ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನೆಬಂಧೆ-3ರಲ್ಲಿ 


ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಪಗ 


ಪತ್ತಕಗಳು 


ನನನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫೈಪ್‌ಲೈನ್‌ 

ಮತ್ತು ಚಾನಲ್‌ ನಡಗ ಅಗತ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹಳ ನುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ/ ರಸ್ತೆ 


1 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಂತಹ ಇತಕೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ' ಸರ್ಕಾರದ 


ನಿಲುವೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


| ರೊ.190. 95 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಎತ್ತನಹೊಳ ಸಮಗ್ರ ಕಡಯುವ ನೀರನ ಯೋಜನೆ ಹೆಂತೆ-1ರ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ಸೆಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮಳೆ 
ಹಾಗು ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ 
ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗ, ಸಾರಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು 


ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ "ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ i 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ 
ನವೆರಿಬರ್‌ 2020ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ರೂ.779.24 ಕೋಟಿ 
ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪೈಕಿ, ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ * ಇಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 123 ಡಬ್ಲೂ ಜಿಲ್‌ಎ 2020 


bh 
(ರಮೇಶ್‌ ಲ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ) 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 
(ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ) 


pS 


ಇ 


'ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸಸ್ವಮಿ (ಪ್ಲಆೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂದ ಚುನಾಯುತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ' 


ಫಿ 


ಆಂಕರ್‌ / ಥ್ರಸ್ಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಸಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, 
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/!!ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಿಲು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಸಮ 
ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. 


ಸಮೀಕ್ಸೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಷನ್‌ ವಿಯರ್‌ 1 - ಇಂಟೇಕ್‌ ಘೊ 
ಹೌಸ್‌, ಇಬಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, ಡಿಸಿ ನಂ.3, ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು, 


ರ್‌ ಬೇ ಪಂಪ್‌ 
ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಸೆ, ತನಿಖೆ, 
ಪ್ರಸ್‌'ರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 
ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೇ ಆಧಾರದ 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ 


ಹಾಗೂ ನಿರಹಣೆ. -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1 


[ 


ಸಮೀಕ್ಸೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿತ'ರಣಾ ತೊಟ್ಟಿ (ಡಿಸಿ-1) ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟೆಕ್‌ ಘೋರ್‌ ಬೇ, 
ಪಂಪ್‌ ಜೌಸ್‌, “ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು 
(ವಾಲ್ಸ್‌), ಆಂಕರ್‌ / ಥ್ರಸ್ಕ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ` ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಟಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಸೆ 
ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಳೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸ'ರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಸಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ 


ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು "ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ! 


ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ 


ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2 


ನ 


ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ'ಸಂಖ್ಯೆ: 3೮3 ಕೆ ಅನುಬಂಧ- 
p H ” 


ಬರ್ಚಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆ 
ತಗೆ. ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ 


365.13 


ಅವಧಿಣಗೆ- ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು, ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ|[' 


p5 (ರೂ. ಕೋಟಗಳಲ್ಲ) 
f 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
| ್ಸ 
Devihall, ‘Doniga, Kumbardi Coffee Estae|ಶೇ. 8140 ರಷ್ಟು 
Doddanagara, Hebbasale, Kesganahalli ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
j 
f 
Devihalli, Doniga, Kumbardi Coffee Estate|ಶೇ. 88602 ರಷ್ಟು 
Doddanagara, Hebbasale, Kesganahalli ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


I 
i 
| 


ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ತೊಟ್ಟಿ (ಡಿಸಿ-4) ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟೆಕ್‌ ಘೋರ್‌ ಬೇ, 
ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌, ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ “ಕವಾಟಿಗಳು 
(ವಾಲ್‌ ಕ), ಆಂಕರ್‌ / ತ್ರಸ್ಟ್‌ ಭ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಟಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ 
ಸಮೀಕ್ಸೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕಿವಿಗಳವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, . 2208.ವಿ ಅಲೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಕ್ಸಮ। 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 
ಕಾರ್ಯಾರಚಣೆ್‌ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ wri 
ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ -ಖ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀಕ್ಸೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಷನ್‌ ವಿಯರ್‌ -2 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ. ಟ್ರಿಬ್ಯುಟಿರಿ-1, ವಿಯರ್‌-6 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕರೆಹೊಳೆ ಹಳ್ಳ, ವಿಯರ್‌-7 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಹೊಂಗಡ ಹಳ್ಳ, ಇಂಟೇಕ್‌ ಘೋರ್‌ ಬೇ, ` ಜಾಕ್‌ ಮೆಲ್‌ ಕಂ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಹಿ- 
5. ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು, ಆಂಕರ್‌ / ತ್ರಸ್ಟ್‌ 
ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಸಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ 66 ಕಿವಿ/1ಕವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸ"ರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಟಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ 
ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟೂ ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ 
ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಯಡಿ ಯಶ ಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ. ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 
ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು. ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-4 


ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು 


1135.30 Bykere, Jannapura,Masavall, Halasulagi, 


Masuvalli, Hebbanahalli, Doddanagara 


Kumbardi, Hirdanahalli XKadagarahalli, 
Kesaganahalli, Heggadde, Bugudihalli, Jannapura 


Aluvalli, 


ಕಾಷ್ಠಾ 


ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
i 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೌಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆ [ ಖರ್ಚಾದ 


ಗಾಮಗಳ' ಹೆಸರು 
ಸೆಂ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಖ್‌ f 
5 '[ನಮಗಾರಿಯ"ಪಸರು ಸಮುಣ್ಣಿ ನಚ ಸನ್ಮಾ ಮಪ ಸೈವ ನ್‌ 3 ನ TEE Rm Kambardi, 


ಟ್ರಿಬ್ಯುಟಿರಿ , ವಿಯರ್‌-4 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡು”ಮನೆ ಹೊಳೆ-1, ವಿಯರ್‌-5 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ 
ಹೊಳೆ-2 ಇಂಟೇಕ್‌ ಘೋರ್‌ ಬೇ , ಜಾಕ್‌ ವೆಲ್‌ ಕಂ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ, ಡಿಸಿ-5, 
ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, ಎಂಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಭಾಟಿಗಳು, “ಕರ್‌ / ತ್ರಸ್ಟ್‌ 


ನಿರ್ಮಾಣ 66 ಕೆವಿ/6.6ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸ'ರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಸಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ 
ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ 4 
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾಂರ್ಕಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 
ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-5 : 


ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಟಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಸೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮ್ತು 


j 
| Nadahalli, 
Doddanagara, Hebbasale \ 


j 


ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಕಾಡಕ್ಸ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2 


6 [ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ, ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ 400 ಕವಿ / ೫0 ಕೆವಿ 166 ಕೆವಿ /ವಿದ್ಯುತ್‌| 2553 217.64 Hebbanahalli, Chikkanagar | ಶೇ. 81.40 
ಸಬ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ; ಪಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
| 
1 |ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಲ್ಲ, ೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 132.62 95.72 Devihalli, Donigal, Kumbardi Coffee Estate, |ಶೇ. 72.18 ರಷ್ಟು 
Kadabanahalli, Halasulige, Masavalli, Magadi, Bykere,|ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
Ganadahole, Kadumane, \ Nadahalli  Kumbardi, 
Doddanagara, Hebbasale, Hiradanahalli, Kadagarahalli, 
Aluvalli Kesganahalli, Hebbanahalli, Heggadde, 
Bugudihalli Jannapura | 
8 ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ. ರಂದ್‌1.55 ಇಮಾ ಮತ್ತು 29.14 ರಿಂದ] 126.50 Basvapura, Bettadalur, Mugali Hebbanahalli, 
‘ l) ; 
31.00 ಕಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, Kudanahalli, Belagodu, Megatavalli, Belame 
ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1 
9 [ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ :. ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ.0.00 ರಿಂದ 1.56 ಕಿಮೀ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ 394,79 Mugali, Hebbanahalli, Kudanahalli, Belagodu, 
ಮತ್ತು 5.44 ರಿಂದ ,6.68 ಅಕ್ವಾಡಕ್ಸ್‌ - ಕಿಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ, ' ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ' Megatavalli, Belame ! 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಕಾಡಕ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1ಎ- | 
“10 ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ' ಕಾಲುವೆ'ಚೈ:70ರ ರಿಂದ 1400 ಇಮೀ ರಷರಗ ಮಣ್ಣು 130.57 Manjalagudu, Madnahalli Kerehalli Thimmanahalli,[ಶೇ. 2783 ರಷ್ಟು 


Kadadaravalli, Kamathi, Kalkére, Haluvalli ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


A : ಕಾಮಗಾರಿಂಯ ಹೆಸರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


11 ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಮೊಣನಹಾ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ.14.00 ರಿಂದ 2400 ಕಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು] ಶೇ. 


ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು "ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟಬ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಕಾಡಕ್ಸ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 


Birakanahalli, Talur, Ajjenahalli, Bellavara, Samudravalli, 


Paduvalalu, Hiraguppe 


69.22 
Channenahalli, Danayakanahalli, Madhaghatta, Yedehalli, ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


12 |ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ.24.00 ರಿಂದ 55.00 ಇಮೇ'`ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು Hulugundi, Halthore, Keshvpura, Madhihalli, Bettadalur, ಶೇ. 54.62 ರಷ್ಟು 
ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು 'ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಕಾಡಕ್ಸ್‌! Holabgere, Shivapura Kvaly, Vaddarahalli, Shivapura, ಪೂರ್ಣ ಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-4 Mayagowdanahalli, Kodhihalli, Aldahalli, Devrahalli, - 

| Adguru, Ichanahalli, Kumarihalli, Tirumalanahalli 1 

3 [ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ" ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲನಿ `ಚೈ..3 ಕಾಡ 307 ಇರಾ `ರಷರನ ಮಣ್ಣು Ganguru, Aidalla Kavalu 2135 ರಷ್ಟು 
ಅಗೆಶ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಫ್‌ ಅಕ್ಕಾಡಕ್ಟ್‌ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

೧]ಎತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜಸೆಷಾ ಸಾಹಾ ಇವವ ಸ್ಯಾ ನಾನ ಸಮಾನ ENE Aidahalia Kava — Naykanakore — Kavol — Kalyadlh ಷ್ಠ 
ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಸ್‌ Halekalyadi ” . ” ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ನಿಮಾವಣ- ನಾ ಹೇಂೆಎಟ ' , 

15 ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ಟೈ.6400 5ಂದ 800ರ 3ಮೀ ರವರಗೆ ಮಣ್ಣು Halekalyadi, K.Diggenahalli Madapura, Vaderahalli[de. 8005 ರಷ್ಟು 

| ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಫ್‌ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಸ್‌ Karagunda, Byaladakere, Devarayapattana, Haranahalli, ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-7 Maladevihalli, Doddenshall, Hebbaranahalli, 

S.Makanahalli, Habbanagatta, Ramadevarahalla Kavalu, 
Umadevahalli, Sanenahalli-Aidalla- Kavalu, 
Ganguru, Hosahalli, Chttanahalli 

16 ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ.80.00 ರಿಂದ 89.00 ಕಪೇ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು Habbanagatta, Mududi, ! Annapura, Thalalutore,|ಶೇ. 27.45 ರಷ್ಟು 
ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಕಾಡ್‌ಕ್ಸ್‌ T.Kodihalli, Belagumba H ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. | 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-8 

[4 
ಎತ್ತಿನಯೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ.89.00 ರಿಂದ 5803ಮೀ `ರಷಕಣೆ ಮಣ್ಣು] Belagumba, Kalkere, Gollirahalli Rangapurakavalu, ಶೇ. 98.93 ರಷ್ಟು 
ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಕಾಡಕ್ಟ್‌ Hunasekatte : ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ವಾಮ ಯೆಎಂಎನೆ. 4. i 

18 ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ.98.00 ರಿಂದ 100.00 ಕ8ಮರ್ಮಿ`ರಷೆಕೆಣಿ ಮಣ್ಣು Myalanahalli, Konehalli, Bidaregudikaval ಶೇ. 91.75 ರಷ್ಟು 
ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಕಾಡಕ್ಕ್‌ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತೆದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-10 

19 ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ಕಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 170.287 ರಿಂದ Doddaguni, N Hosahalli, Kanchiganahalli, Yellapura,|ಶೇ. 35.71 ರಷ್ಟು 
177.270 ಮುತ್ತು 182.220 ರಿಂದ 182.500 ರವರೆಗಿನ (ಮಣ್ಣು ಅಣೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, Handanahalli, Bommarasanahalli, Virupakshapura, ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ Veerapura 

- ಕಿ.ಮೀ 177.270 ರಿಂದ 182.220 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-11 


ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೌಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಮೂ 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ `'$ಮೇ"182.50 ರಂದ 
182.530 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 183.210 ರಿಂದ 198.000 (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಿಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) 'ಹಾಗೂ। 
8.ಮೀ 182.530 ರಿಂದ 183.210 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-12 


ಪೇ. 32,45 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


Bandanahalli Yarekaval, | Thimlapura, “Shettyhalli, 
Hosakere, Varthikatte, Pinnenahalli Madenahalli, 
Sanabanahalli, Maranahalli, Anthapura, Thalekppa 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ . ಕಾಲುವೆ ಕ.ಮೀ 198.000 ರಂದ 199.620 ರವರೆಗಿನ 
(ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿನಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ 
ಕಟ್ಟಿಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 199.620 ರಿಂದ 201.880 ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್‌ y 
ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1 


ಶೇ. 61.55 ರಷ್ಟು 


Thalekoppa, Anthapura, Malamaachakunte, Nallur | 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


22 ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ಕಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 201.880 ರಿಂದ 206.350ವರೆಗೆ`ಬೈಹತ್‌ 
ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (93.50 ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸ್‌ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)- 


Nallur, Tonasanahalli, Patravutanahalli 
\ 
Jalaguni, MMA Kaval, Doddaveeranahalli, 
Devarajanahalli, Appinayakanahalli 
| 
Devarajanahalli, Dodderi, Appinayakanahalli, 
Channenahalli, Harivanapura, Masanapura, 
Kurikempanahalli, Vasanthanarasapura, Chikkonahalli, 
Kempanadodderi, Bhurudagatta, Kallanapalya, 
Mavukere | 


fl 


23 |ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ 8.ಮೀ 206.35 ರಿಂದ 210.090 ವರೆಗೆ ಬೃ 
'ಮೇಲ್ಗಾಲುಪೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 


ಶೇ. 49.93 ರಷ್ಟು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


24 ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 210.090 ರಿಂದ 222.00 ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ಕಾ ಕಾಲುವೆ! 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ 
ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ" ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ 4.ಮೀ 219.420 ರಿಂದ 
221.740 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-13 


25 ಶೇ. 23.52 ರಷ್ಟು 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ೪.ಮೀ 222.00 ರಿಂದ 240.00 ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಥಿ 
ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ 
ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಟ್ಟಿಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪಕ್ಯಿಕೇಜ್‌-14 


Mavukere, Kalshettigunte, | Devalapura, . Ganganala, 
Karikere, Sogenahalli, Chikkatothlukere, 
Thirumatapalya, Tulasipura, Bommanahalli, 
Chikkagundagallu, Obalapura, Hirekodathakallu, 
Ahobala agrahara, Channatnuddanahalli, Jakkenahalli, 
Doddapalanahalli, Appayyanapalya 

Maragondanahalli, Bommalapura  Thimmalapura, 
Madihalli, Kanchagatta, Byranayakanahalli | ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
Geddlehalli, Annapura \ 


26 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ $.ಮೀ 100.00 ರಿಂದ 115.00 8.ಮೀ'ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ] 388.82 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಣೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ 
ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-15 


ಸಿ ನಹ 


ಪ್ರ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಖರ್ಚಾದ ! 

ನ 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಸ ಗ್ರಾಮಗಳ (ಹೆಸರು | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 

ಸಂ ಮೊತ್ತ ಅಮುದಾನ ಈ | 

37 [ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಜೋಜನೆಯಔ' ಗುರುತ್ಕಾ ಕಾಲುವೆ ಕ.ಮೀ 115.00 ರಿಂದ 120.00 ತವಕ (ಮಣ್ಣ| . 395.09 Halepalya, Edenahalli, + Ramashetty Halli, ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ Bennayakanahalli ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
.ಮೀ 116.760 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 118.340 & .ಕ.ಮೀ 118.8300 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರವರೆಗಿಃ 
ಬೋಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಹ್ಯಾಕೇಜ್‌-16 

28 [ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರಿಂದ 127.00 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು 222.89 3.13 Bommenahalli, Ramenahalli, Karadi, Naykenahalli,|ಶೇ. 13.52 ರಷ್ಟು 
ಅಗೆ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ Sidlehalli, Shettihalli ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಮೇೋಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-17 

29 |ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 127.000 ರಿಂದ 137.620 ರವರೆಗೆ| 541.00 168.88 Bairapura, Mallenahalli, | Madlehalli Aralaguppe, ಶೇ. 31.22 ರಷ್ಟು 
(ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು| ' Chowdlapura, Siddanahalli, Jakkanahalli, Thigalanahalli, ಘೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಹಾಗೂ 8.ಮೀ 134980 ರಿಂದ 8.ಮೀ_ 137620 ರವರೆಗಿಎ ಮೇಲ್ಮಾಲುಬೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) Gyarehalli | 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-18 

30 ಎತ್ತನಹೊಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ 8.ಮೀ 137.620 ರಿಂದ 140.700 ರವರೆಗೆ] 203.69 113.58 Gyarehalli, Malagondanaballi, Kantalagere, Byadarahalli|®¢- 55.76 ರಷ್ಟು] 
(ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, 'ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು }C pura - | ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಹಾಗೂ ಕ.ಮೀ 137.620 ರಿಂದ ಕ8.ಮೀ 139.510 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ; 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-19 | & 

37 ಎತನಹೊಳ  ಯೋಎನೆಯಡಿ 'ಗುಡುತ್ಕಾ ಕಾಲುವೆ $ಮೀ140.700 ರಂದ 146000 ರವರೆಗೆ| 226.07 874 Bairaganahaili, Tarabenahalli, Naduvanahalli, Godekere |ೇ- ₹39 ರಷ್ಟು 
(ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು : ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 140100 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 142110 ರವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್‌ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-20 

l ] 

32 [ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕ.ಮೀ 146.00 ರಿಂದ 156.000 ರವರೆಗೆ 106.92 Haalgona, Hatna, Rajataadripura, Yagachikatte, ಕಾಮಗಾರಿಯು 
(ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು Harenahalli K ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) :ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-21 K } ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

g i 

33 |ವತ್ಲಿನೆಹೊಳೆ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 156.000 ರಿಂದ 161.203 ರವರೆಗೆ 132.81 13.44 Hadavanahalli, Honnenahalli, Neralekere, Indiganahalli I= 10.12 ರಷ್ಟು| 
(ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಖೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು। | i ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 157.350 ರಿಂದ 157.980 8.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-22 p 


F 


ಖರ್ಚಾದ 


ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
ತನಾ ಅನುದಾನ 


ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು 
i 
[3 


Chikkapalanahalli, Reclagondanahalli, Siddapura,|[ಕಮಗಾರಿಯು 
Irakasandra, Mudlakere palya 


ಎತ್ತನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ" $.ಮೀ 240.00 ರಿಂದ 24435 .ರವರೆಗೆ 
(ಮಣ್ಣು. ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌,ಅಡ್ಡ ಮೋರಡಿಗಳು! 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-23 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ಕಾ ಕಾಲುಬೆ ಕ.ಮೀ 244.350: ರಿಂದ 249.15 ರವರೆಗೆ 
(ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಫೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌, ಅಡ್ಡ ಹೋರಿಗಳಂ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-24 k 


Elerampura, Maragondanaguni, Vajjanakurike, Bedara, ಕಾಮಗಾರಿಯು 
Agrahara | 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ 4.ಮೀ' 249.15 ರಿಂದ 25500 ವರೆಗೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 25 


Byrasandra, Pataganahalli, Rayapura, Thimmasandra, 
Lakkayyanapalya ; 


Chinnahall,  Rangapura, | Kaluvehall, Vaderahalli|seಮಗಾರಿಯು 
Katenahalli j K 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ` ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ "ಕಿ.ಮೀ "255.00 ರಿಂದ 258.97 ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು] 
ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಹೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ, 
ಅಕ್ಕಡಕ್ಸ್‌ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-26 


| ; 
Bhairagondlu, Buchenahalli, Chinnahalli, Vaderahalli, 
Katenahalli Karekallanahalli, Kaluvenahalli, Kolala, 
Puradahalli, Gollachinnahalli, Lakkayyanapalya.|ಧ೯ರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲವಾದ 
Motaganahalli, Virasagara, Lakkamuttanahall,|367% ಕಾಮಗಾರಿಯು 
Belladahalli, Gadmenahalli, dal ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಗೊಂಡ್ಲು ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ' ಸಮತೋಲನ 
ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ; 


\ 


ದ | 
Revel ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೌಸರು 
ಅನುದಾನ Ks y 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಮೊತ್ತ 
39 |ಎತಿ ನ ನಹೊಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಟಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ & ರಾಮನಗರ. ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ (ಉದ್ದೆ 3 1325.96 
ಕ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ಏತ ಘಟಕಗಳು ಓಗನ (ಉದ್ದ 12.06.8.ಮಿೀ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಂರು ಹೆಸರು 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
i 

475.79 MUDLUKERE PALYA, ] HANUMATHAPUTA, $|ಶೇ. 
GOLLAITALLI, SINGRIIIALLL CIHKKADODDAVADIL eos ouಡಿಹಿಪ್ರಟೆ. 
HIREDODDAVADI, HALUGONDANAHALLL, OJENAHALLL, 

" |SHEETHAKALLU, DYAPENAHALLI, - GIDAGANAHALLI, 
MARALAKUNTE, KUNTA -  BOMMANHALLL, 
SHIRAGANAHALLLI, VENKATAPURA, MANNE 
RAMAPURA, MANNE, OBALAPURA, 
DODDACHANNOHALLI, KAREHALLL, THYAMAGONDLU 
AMANIKEREI, KASABA THYAMAGONDLU, BIDALURU, 
LAKKENAHALLI, KULUVANAHALL, SULUKUNTE, 
CHIKKANNANE, THALAKERE, LAKKASANDRA, 
BYADRAHALL, ARALASANDRA, KONERIPURA, 
KEMPUHALLI, BYRASANDRA, SRINIVASAPURA, 
CHIKKAMARANAHALLI, K DODDAKARENAHALLE, 
SEETHARAMABATTARAPALYA, KORATEGERE, 
HONNASANDRA, | KRISHNARAJAPURA, 
CHOWDASANDRA, KOTNAHALLL AVALAKUPPE, 
MUMMENAHALLI, j SHYNUBOGANAHALL, 


3 ಷ್ಟು 


TIPPAGONDANAHALLI, 

40 1ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವಾ , ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ 0.00 ೫ಮೀ ಯಿಂದ 1.710 310d 73.58 Chikkagundagal, Torarepaln Obalapura, 9.79 ರಷ್ಟು 
ಕ.ಮೀ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಂಎಸ್‌ ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ Hirekodathkal, BeladHara, Hanumanthagiri |ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಳೆ 'ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.710 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 38.00 ವಡೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಮಿತ ನಿರ್ಮಾಣ Gollahalli,Tharatiroppa Agrahara, Hanumanthapura, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮರುಗ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ Baleveeranahalli, Malleshpura, Koratagere, 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 1 Mudlapanne, Hosahalli, Kdmenahalli, Musavanakatlu, 

Muggondanahalli, Bukkapatna, Jampenahalli, 
; Kambadahall;  - Tumbadi, Pemmodevarahalli, 
Dasarahalli, Guruvaderahalli, Palyadahalli, 
Kambathanahalli, Karamaradi, Vaderahalli, 
Bijavara, Panne, Cholenahalli, Chinakavajra, 


Harihararoppa +] 


Jadegondanahalli, Teresa Avaragallu, Hosakere, 9.58 ರಷ್ಟು 
Basavanahalli, Thippagondanahalli, Veerachannenahalli, [ಘೂ ಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
Chinnenahally, Midigeshi, Nallekamanahalli, Bedathur, 
Bidarekere, Kyathagondanahalli, Bidarekere Kaval, 
Govindapura, Melavai, { Gudibanda, Kannamedi 
Chittaganahalli Kilarlahalli, Byadanur, Kasaba, 
Pavagada, Neralakunte, ;} Gummagatta, Gaudet, 
Virupasamudra, Kanakapura, Dommatamari, 
Jajurayanahalli, Venkatapura, Ranganathapura, 
Kanivenahalli | 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ತಾ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ 8. ಮೇ38.0ರ ಯಿಂದ 120.488 
ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- ಬ) 


58.49 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಮೊತ್ತ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ 0ರ ಕಮೀ ಯಂದ 8160 863.48 
ಕೆ.ಮೀ ವರೆಗೆಎಂ.ಎಸ್‌ ಪೈಪುಗಳ ವಿಠಶರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ 
` ಅಡ್ತ ಮೋದಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು 


MUDLUKERE — PALYA | HANUMATHAPUTA, [ಶೇ.25.29 
GOLLAHALLI, SINGRIHALLI, CHIKKADODDAVADI,|ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
HIREDODDAVADI, HALUGONDANAHALLI, OJENAHALLL, 
SHEETHAKALLU, DYAPENAHALLI, GIDAGANAHALLI, 
MARALAKUNTE, KUNTA BOMMANHALLI, 
SHIRAGANAHALLI, KATAPURA, MANNE ,RAMAPURA, 
MANNE, OBALAPURA, | DODDACHANNOHALLI, 
KAREHALLL, THYAMAGONDLU, KASABA| 
THYAMAGONDLUAM, ANIKEREL ‘BIDALURU, 
LAKKENAHALLI,  KULUVANAHALLL  SULUKUNTE, 
CHIKKANNANE, f THALAKERE 
LAKKASANDRA,BYADRAHALLI ' 

\ARALASANDRA,KONERIPURA, CHOWDASANDRA, 
AVALAKUPPE,KEMPUHALLI, KORATEGERE, 
KOTNAHALLI SEETHARAMABATTARAPALYA, 
SHYNUBOGANAHALLL i TIPPAGONDANAHALLL, 
DODDAKARENAHALL], j MUMMENAHALLI, 
KRISHNARAJAPURA, ! HONNASANDRA, 
CHIKKAMARANAHALLL, BYRASANDRA, 


Consultancy Service for Survey & Investigation, Designs, Preperation of Estimates and 5.10 
Drawings for ‘the Work of Yettinahole Gravity Canal From CH;100.00 KM to CH: 

160.00 KM & From Ch: 240.00 Km to 260.00 KM Including newly identified special 
Structure of Yettinahole Project. 


ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌, ಅರಣ್ಯ, ರೈಲ್ವೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮುಂತಾದ 
ಇಲಖೆಗಳ ರೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ. ವೆಚ್ಚೆಗಳು 


ಒಟ್ಟು 1612292 | 7325.21 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ ಗೋಪಾಲಸ್ಥಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ್ಥೆಗಳಿಂದ 
ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ: 353ಕ್ಕ ಅನುಬಂಧೆ- 2 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಮೊದಲನೇ ಹಂತ: ಮೊದಲನೆ ಹಂತದ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


Y ಒಟ್ಟಾರೆ 8 ವಿಯರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಯರ್‌ ಸಂ. 1,4,5,6,8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಯರ್‌ ಸಂ. 
2,7ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ವಿಯರ್‌-3 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


೪ 9 ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ಸಂ. 1,2,6,7,849 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ಸಂ. 3,4,5 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 


Y 4 ವಿತರಣಾ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ವಿತರಣಾ ತೊಟ್ಟ ಸಂ. 1 2 & 4ರ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಉಳಿದ ವಿತರಣಾ ತೊಟ್ಟಿ 3ರ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


Y ಒಟ್ಟು 126.31 ಕಿ.ಮೀ" ಉದ್ದದ ಏರು ಕೊಳವೆಯ ಪೈಕಿ, ಇದುವರೆಗೆ 98.025 ಕಿ.ಮೀ ಏರು ಕೊಳವೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 


Y 400/2208. ವಿದ್ಯುತ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ.90 % ಮತ್ತು 
ಶೇ.75% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 


Y ವಿದ್ಯುತ್‌ ವಿತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


' ಳ್‌ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ. ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 


2021ರ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಸೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರವನಹಳ್ಳಿ ವಿತರಣಾ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ 259.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗುರುತ್ವ "ಕಾಲುವೆಯನ್ನು 
(ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10.47 ಕಮೀ ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


Y ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆಯ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಿ.ಮೀ 


0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 240. 00 ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು "ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (8. ಮೀ 199. 620 ನಿಂದ 210. 090 p 


ಕ.ಮೀ-ವರೆಗಿನ-ಬೃಹತ್‌-ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ-ಜಳಗೊಂಡಂತ್ರ ರ ನಾರಾ 


Y'ಕಿ.ಮೀ 240.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 260.00 ರ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 
ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


Y 0.00ಕ.ಮೀ ನಿಂದ 33.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಗುರುತ್ಸಾ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
ಮುಂಗಾರು 2021 ರಲ್ಲಿ ವೇದಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ' 


ಆ 


ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


Y ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆಯ ಸರಪಳಿ 244.90 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ. 


ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಧಮರ ಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
2 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


Y ತುಮಕೂರು, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 
1163 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ 79 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 1.476 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 
ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


Y ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 0.506 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮತ್ತು ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಕೊರಟಗೆರೆ, 
ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 107 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 

1320 ಟಿಎಂಸಿ. ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದ'ಈ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


* ಪ್ರಸ್ತತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2022-23 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


. ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು Lusk ಕೋಲಾರ' ಮತ್ತು 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕುಂದಾಣ ಲಿಫ್ಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಡಲ. ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಸೆ ' 


ಇತೃರ್ಥಗೊಂಡ ನಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ 


* ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ನವೆಂಬರ್‌. 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ.7719.24 ಕೋಟಿ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. : 


kkk 


[ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ಟಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 353 ಕೈ ಅನುಬಂಧ-3 


(ರೂ. ಕೋಟಗಳಲ್ರ) 


Estimated 


Name of Work 
Amount 


bridge via Kadagarahalli~ Hiradanahalli village including CD works for a length 
of 6.50 Km in Sakaleshpur taluk of Hassan district 

Construction of road bridge across Kerihalla connecting to Aluvalli- 
Kadagarahalli road under Yettinahole Project connectivity in Sakaleshpur taluk 
of Hassan district 

Construction of road bridge across Hongadahalla connecting to Hiradanahalli 
Mogenahalli road under Yettinahole Project connectivity in Sakaleshpur taluk 


Dismantling and re-construction of of road bridge across Yettinahole at 
Ch.2550m of road connecting Maranahalli-Aluvalli villages under Yettinahole 
Project in Sakaleshpur taluk 

Construction of Concrete Road from Kadumane Estate to Gudanakere village 
boundry includig cross drainage works for a length of 3.09 KM in 


Sakaleshpura taluk of Hassan Dist., 

Construction of Concrete Road from Sakaleshpur-Mudigere Road to Nadahalli 
village via Harle including CD works for a length of 5.0 KM in Sakaleshpura 
taluk of Hassan Dist., _ 

Construction of concrete Road from Hebbanahalli Primary School to Halasulgi 
Udayavara road via Harehalli-Katehalli for a length of 5.30km in Sakaleshpura 
taluk of Hasan Dist., 


| Estimated 
N Name of Work Amount 


0 
14 |Construction of Concrete Road from Katehalli junction between Halasulgi- 
Udayavara Road to Sakaleshpur- Belur Road via halasulgi village including CD 
works for a length of 2.50 km in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist., 


road via Sanklapur math including CD works for a length of 6.0 km in Alur 
taluk of Hassan Dist., 


Hebbanahalli village via Udayavara including CD works for a length of 10.00 
km in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist. 

in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist. _ 
Construction of concrete Road from SH-107 to Chimmikulu road including CD 
works for a length of 6.0 km in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist., 


village including CD works for a length of 5.0 KM in Sakaleshpura taluk of 
Hassan Dist., 

20 {Construction of concrete Road from Masavalli village to Honnapura village 
including CD works for a length of 2.20 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan 


Construction of concrete Road from NH-48-Doddatappalu village to Nadahalli 


Dist., 
21 [Construction of concrete Road from Anemahal-janekere road to 
Chikkasattigala-doddasattigala road {upto Temple) including CD works for a 
[length of 3.0 km in Sakaleshpura taluk-of Hassan Dist., 
Temple in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist. 
Construction of Concrete Road from Doddanagara Road to Jarga! Colony in 
Sakaleshpur taluk of Hassan Dist., 


Construction of Concrete Road from Mogenahalli village to Hongadahalla- 
Yedekumari Road for length of 1.95 KM in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist. 


Estimated 
Amount 


Name of Work 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಯಸಳೂರು-ಹುಲಗಳಲೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.0 ಕ.ಮಿೀ) k 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿಸ್ಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.00 ಕಿ.ಮೀ) 


ಸಕಲೇಶಪುರತಾಲ್ಲೂಕು ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ ನಾರೂರುರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ 


ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ(2.00 8.ಮೀ) 


ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶನಿಕಲ್‌ ಹಾ 
ಆನೆಗುಂಡಿಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.00 3.ಮೀ) 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.00 &.ಮಿೀ) 


ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಆನೆಗುಂಡಿಯಿಂದ ಮಂಕನ 


ಸಕೆಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಜೆಡಿಗದ್ದೆಯಿಂದ ಒಲಳಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ (4.00 $.ಮಿಲ), - 


ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜೆಡಿಗದ್ದೆಗೆ 
ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ(3.50 ಕಿ.ಮೀ) ” 


39 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ವಣಗೂರು-ಕೂಡುರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಮರಗತ್ತೂರು ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.0 ಕ.ಮೀ 
ರಿಂದ 2.00 ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ )ಉಳಿದ ಭಾಗ 


40 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೆತ್ತೂರು ಕೂಡುರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿರು 


ಮೂಲಕ ಹಾಡ್ಗಹಳ್ಳಿ ಮಟಿಗೂರು ಕಿರುಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ (1.30 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.80 ವರೆಗೆ ಉಳಿದ ಭಾಗ) 
[ರ ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ವಳಎಹ್ಕ್‌ “ಹರದನಹಳ್ಳಿ `ರಸ್ತಹಾಡ 7 


ಜಾತಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.5 ಕಿ.ಮೀ) 


ಹಾರ ಹಾವ್‌ ಪಾಡ್ಯವಾದ ದಾವಾ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.00 ಕ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಉಳಿದ ಭಾಗ) 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ವಳಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ 


ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.5 ಕಿ.ಮೀ) 


ಸ) ಹ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಸಿ.ಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1 ಕ.ಮೀ) 


ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಮರ್ಜಹಳ್ಳಿಯೀಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 


[id 


Name of Work 


No 

45 |ಸಕಲೇಶಷಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಉದಯ 
ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ(3 ಕಿ.ಮೀ) 

46 |ಅಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಜುವಳ್ಳಿ- ಕೆರೇಹಳ್ಳಿ `ರಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ 
ನೀಲನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ (3 ಕಿ.ಮೀ) 


ಅಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೋಡು, ಬಂಡಿ ಅ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1 ಕಿಮಿ) 


ಕಲೇಶಹುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಸಳೂರು  ಹೋಬಳ ನಿಂಗಹುರ, ಕಾಡ್ಲೂರು ಕಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, 
ಬಸಗೊಳ, ಹಣಸೆ ಮತ್ತು ಹುಣಸವಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Doddanagara village in Saklespura taluk 
54 [Construction of Concrete Road from Hanumanahalli —Tattekere cross road to 
Chikkanahalli Honnegowda and others houses connecting in Alur taluk 


55 [Construction of Concrete Road from Hebbasale village to Railway station and 
Suflakki village to Negilakere in Sakleshpura tafuk 
Construction of Concrete Road from Paha B, 
Chinnahalli village of Alur talluk of Hassan District. 
Construction of cement concrete Road including CD works from Madabalu 
road to Gundana Belluru via Dinda ghatta in Alur taluk, Hassan Dist., 


58 [Construction of cement concrete Road including CD works from Belagod 
Udevara main road tokelagalale village and Kothnahalli village of Yesalur hobli 


in Sakaleshpur taluk, Hassan Dist. 


Construction of cement concrete Road including CD works from Mukana 
mane and Chandige horatti village of Hettur hobli and from Harley park to 
Bembale village in Sakaleshpur taluk, Hassan Dist, 


Estimated 
Amount 


Sl. 
N 


Name of Work 


Construction of Concrete Road including Cd works from Alur- bikkod road to 


[s) 
6 
madabalu via karjuvalli and timmanahalli in Alur talluk, Hassan district 
(Balance work) E 


Bukkapura of Kunduru Hobli at Alur taluk of Hassan District KT 
PR of Concrete Road from Sulugodu village to Garigatta via a 
bund of Kunduru Hobli at Alur taluk of Hassan District 
64 Construction of Concrete Road from Gaddekopplau to Ganjikere & interior 2.50 
road of Sulugodu village of Kunduru Hobli at Alur tatuk of Hassna District 
works in Alur taluk of Hassan District 
WE of Concrete Road from Palya Hobli Madabalu-Heddurga road to 1.00 


Heddurga colony, including CD works in Alur taluk of Hassan District 

Construction of Concrete Road from Bikkod road to Chikkakanagala via 

Holebelluru including CD works in Alur taluk of Hassan District 
on of cement concrete road from Hongadahalla Main road to 


a length of 1 km including CD works in Sakleshpurataluk of Hassan district 


Construction of cement concrete road for Hongadahalla ring road for a 
length of 0 to 0.80 km including CD works in Sakleshpurataluk of Hassan 
konthanamane for a length of 0 to 0.50 km including CD works in 
Sakleshpura taluk of Hassan district 


district 
Ws of cement concrete road from Vanaguru-kudurasthe road to 


Construction of cement concrete road from Kaginahare to Kaginahare fort for 
maragathur village (lyyappaswamy temple) for a length of o to 10 km 


including CD works in Sakleshpura taluk of Hassan district 


7 
72 Construction of cement concrete road from Hethur-kudurasthe road to 
Hadlahalli Via mekkirumane, matagur, Kirkalli & Hallibailu for a length of 0 to 

7 


1.0 km and Construction of bridge across MatagurNala including CD works in 


Sakleshpurs taluk of Hassan distri 
3 [Construction of cement concrete road from Hethur-Kudurasthe road to 
Hadya (Bairegowda House) for a length of 200 m including CD works. in 


Sakleshpura taluk of Hassan district 


Construction of cement concrete road from Hadlahalli to Hadlahalli temple 
for a length of 0.3 km including CD works in Sakleshpura taluk of Hassan 
district 
Construction of cement concrete road from Attihalli to Hettur Via Kirkalli for a 
length of 0.3 km and Construction of bridge across Kirkallihalla including CD 
works in Sakleshpura taluk of Hassan district 


Name of Work 

No! 

76 [Construction of cement concrete road from Hethur-kudurasthe road to 
Gudimane via Hadya for a length of 0 to 1.5 km and Construction of bridge 
across HadyaHalla including CD works in Sakleshpura. taluk of Hassan district 

Construction of cement concrete road from Hadya to Devarabana for a length 


of 0 to 0.60 km including CD works in Sakleshpura taluk of Hassan district 


Hiriyur via Hiriyur SC colony for a length of 0 to 1.00 km including CD works 
in Sakleshpura taluk of Hassan district 


Wa of cement concrete road from Hethur-devaragundi to Temple 


Wises of cement concrete road from Valalahalli- Hiradanahalli road to 


for a length of 1 km including CD. works in Sakleshpura taluk of Hassan 
district 
|_| "Sub Total-| 


Belur - 


ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಾರಿಮರದಿಂದ ತಟ್ಟೇಕೆರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಬಾರೆಯಿಂದ 
ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮದಘಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹುಲುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಲುಗುಂಡಿ, ಹಾಲ್ಲೊರೆ, ಹಾಲ್ಕೊರೆ ಕೊಪ್ಪಲು, 
ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹನಿಕೆ, ತೆಂಡಿಗೆರೆ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹೆಗರೆ ಬ್ರಾ.ಪಂ. ಹಗರೆ, ಹಳೇಹಗರೆ, ಅಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ, ಅಡವಿಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ, 
ಬೆಟ್ಟಿದಾಲೂರು, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಯೋಗಿಪುರ, ಹಂದ್ರಾಳು, 
ಸಂಗಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು, ಪೇಟೆಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 


ಸೆವಾಪೀಹಳಿ ಗಾ.ಪಂ. 
_ ೪ [ 


ಪಂ. ಅಡಗೂರು, ಆಲದಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾತನಕೆರೆ, 
ತಿರುಮನಹಳ್ಳಿ, ಉಮಾದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್‌.ಎಂ.ಕೊಪ್ಪಲು, ಬಿ.ಪಿ. ಕೊಪ್ಪಲು, 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. k 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಳೇಬೀಡು' ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹಳೇಬೀಡು, ಚೀಲನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಲ 
ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಕಟ್ಟೇಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ: ಸಿ.ಸಿ.ರ 
ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ? i 


Estimated 
Amount 


Estimated 
Amount 


Name of Work 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಹುಲಿಕೆರೆ, ಗಿರಿಕಲ್ಲಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ, 
ರಾಜಗೆರೆ, ಭಂಡಾರಿಕೆಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


7 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಘಟ್ಟಿದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪಲು, ಲಿಂಗಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು, 
ರೈತರಕೊಪ್ಪಲು, ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಮತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಗಂಗೂರುಗ್ರಾ.: ಪಂ. ಗಂಗೂರು, ಮಲಿಯಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು, ್ಸ 
ಕನಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


ಪಂ.  ದ್ಯಾವಪೃನಹಳ್ಳಿ,  ಚಟಿಚಟಿನಹಳ್ಳಿ, 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾದೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ದೊಡ್ಡಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಂಡ್ಲಿ, 

ಶಿವಸೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ, ಸೂರನಾಯ್ಗನಹಳಿ, ಕಬಿಗರಹಳಿ ಗಾಮಗಳ 
* [) ೪ [ [) ೪ ) ೪ "೬ 

ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಜಾವಗಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆರಸ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಜಾವಗಲ್‌ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


ಆಲೂರು, ಈಾ. ಹಂದ್ರಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಂದ್ರಾಳು, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ, 
ಕೆಸ್ತೂರಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬಂದೂರುಗ್ರಾ. ಪಂ: ವಾಮಾಡು ಕೆರೆಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಕೋಳಗುಂದ 
ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೋಳಗುಂದ, ನರಸೀಪುರ, ಎನ್‌.ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಗೋೊಲ್ಲ ರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


5 |ಬೇಲೂರು ತಾ. ಅರಕೆರೆಗ್ರಾ. 
ಸಂಕೀಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 


1 ಪಂ. ಸಾವಂತನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೇರ್ದಿಗೆಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೇರ್ಲಿಗೆ, 
1 


ಪಂ. ಕರಗುಂದ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಹಳ್ಳೀ, ಮಾದಾಘಮುರ. 
ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ, ವಡೇರಹಳ್ಳಿ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ-ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


ಫರಗುಂದಗ್ರಾ. 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಕಲ್ಯಾಡಿಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಲ್ಯಾಡಿ, ಹಳೇಕಲ್ಯಾಡಿ, . ಮುದಿನಿಂಗನಕೊಪ್ಪಲು, 
ವ್ಯಂದಾವನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


() 


: ; ) Estimated 
4 No 4 Name of Work 
1 


Amount 
8 ಬೇಲೂರು ತಾ. ಉಂಡಿಗನಹಾಳು, ಗ್ರಾ. ಪಂ: ಉಂಡಿಗನಹಾಳು, ಚೆಕ್ಕನಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ದೇಶಾಣಿ, 
ಕುರಾದಹಳ್ಳಿ, ದೇಶಾಣಿ-ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 


ರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಘನಹಬ್ಬಘಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಅರ: 


ಅರಸೀಳಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಣೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಳಲುತೊರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರ 


ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


pe 


ಸ್ಪಲು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಮೈಲನಹಳ್ಳಿಯಿಂದೆ ಗೊಲ್ಲ. ರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 


ಚೌಟಿಕೊಪ್ಪ 


ಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ೬ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮುಂಜಿನಹಳ್ಳಿಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


[OR 


Estimated 
“Amount 


'ಪನ್ಯಣ ರಸ್ತೆಯೆಂದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 


Name of Work . 


ತಳಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೀರಾಪೊರ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚೆಂದೆನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪೂರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 0.50 
೪ 


ಮ್ಯಾವಾಪಹ್‌ ಹಾಡ ನಾಣಾನಷ್ಕ್‌ವರಗ ಸಸ ರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


0.25 
| 
| | 26 |[ಬಸವರಾಜಮರಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ " 


ಸೀಕರೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಶಿಬಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


